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ACTING MUNICIPAL MANAGER SIGNATURE: _ DATE: 


NO 

DEPARTMENT 

PROJECT NAME 

PROJECT FUNDED 

BY 

BUDGETED 

AMOUNT 

DATE FOR BID 

SPECIFICATION 

DATE FOR BID 

EVALUATION 

DATE FOR BID 

ADJUDICATION 

DATE FOR 

STARTING OF THE 

PROJECT 

DATE FOR 

ENDING OF THE 

PROJECT 

COMMENTS 

1 . 

Finance (Budget) 

Review AFS 19/20 to 21/22 
financial year 

Own 

R 1 000 000 

January 2020 

February 2020 

March 2020 

May 2020 

November 2022 

2 Years Contract 

2 

Finance (Budget) 

Assistance FAR 

OWN/FMG 

R 2 000 000 

April 2019 

April 2019 

April 2019 

May 2019 

November 2020 

Additional work 

on assets 

3. 

All 

departments/Finance 

Purchase of vehicles and 
equipment (Loan) 

External funding 

R 22 000 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2024 

5 Year Loan 

4. 

All 

departments/Finance 

Development of stands 
(Loan) 

Vaalpark 

External funding 

R 7 709 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2024 

5 Year Loan 

5. 

All 

departments/Finance 

Resealing of streets and 
development of 1000 stands 
Oranjeville 

External funding 

R 30 000 000 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

March 2025 

5 Year Loan 

6 . 

Financial Services 
(Expenditure) 

Short term insurance 

Own funding 

R 4 500 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

June 2022 

35 Months 

Contract 
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7. 

Finance (Income) 

Meter readings and credit 
control 

Own 

R 720 600 

September 2019 

November 2019 

November 2019 

December 2019 

December 2022 

3 Year Contract 

8.. 

Finance (Income) 

Pre- paid Vending 

Own 

R 5000 000 

Feb 2019 

May 2019 

June 2019 

July 2019 

July 2022 

3 Year Contract 

9. 

Finance (Income) 

Sedan 1.4 

Finance Lease 

R 200 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

10. 

Finance (Income) 

Quantum 10 Seater 

Finance Lease 

R 350 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

11. 

Civil Engineering 
Services: Streets & 

stormwater 

Road maintenance/ Road 
patching 

Own Funding 

R 7 million 

July 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

October 2022 

Three (3) years As 
and when 
required 

12. 

Civil Engineering 
Services: Streets & 

stormwater 

LDV X 1 

Finance lease 

R 280 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

13. 

Civil Engineering 
Services: Streets & 

stormwater 

TLB 

Finance lease 

R 1 million 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

14. 

Civil Engineering 
Services: Buildings 

LDV X 2 

Finance lease 

R 560 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

15. 

Civil Engineering 
Services: Sewage 

Re-sealing of roads in 
Sasolburg & Vaalpark 

Own Funding 

R 12 000 000 

August 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2022 

Three (3) years As 
and when 
required 

16. 

Civil Engineering 
Services: Sewage 

LDV X 1 

Finance lease 

R 250 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 
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17. 

Civil Engineering 
Services: Sewage 

Vaalpark un-serviced stands 

External Funding 

R 4 million 

October 2019 

November 2019 

November 2019 

January 2020 

April 2020 

Capital budget 

18. 

Civil Engineering 
Services: Water 

Zamdela-Erf 9845 

Subdivided-62 stands 

Own Funding 

R900 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

February 2020 

Capital budget 

19. 

Civil Engineering 
Services: Water 

Replacement of AC pipes 

Own Funding 

R 1 million 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

June 2020 

Capital budget 

20. 

Civil Engineering 
Services: Water 

Water pump replacements 

Own Funding 

R5 00 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

June 2020 

Capital budget 

21. 

Civil Engineering 
Services: Water 

LDV X 1 

Finance lease 

R 280 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

22. 

Civil Engineering 
Services: Water 

Vaalpark un-serviced stands 

External Funding 

R 3.5 million 

October 2019 

November 2019 

November 2019 

January 2020 

April 2020 

Capital budget 

23. 

PMU 

Refengkgotso / Deneysville 
Sport Complex 

MIG and DSR 

R 16 584 795.15 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2021 

2 years 

24. 

PMU 

Themba Khubeka Bulk 
Infrastructure 

DOE 

R 9 800 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 year 

25. 

PMU 

Orangeville Waste Water 
Treatment Works 

DWA 

R 10 000 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 year 

26. 

PMU 

Amelia High mast Lights 

MIG 

R4 729 277 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 year 

27. 

PMU 

Gortin Sewer Yard 

Connection Part D 

MIG 

R 4 000 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2020 

1 year 

28. 

PMU 

Refengkgotso Construction 
of 2.01 km paved roads and 
Stormwater drainage in 

Ward 3 Phasel 

MIG 

R 15 887 226.41 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 Year 
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29. 

Urban Planning 

Appointment of panel of 
service providers for Town 
Planning services 

Own Funding 

R 2 000 0000.00 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2022 

No funds 
budgeted to 
establish a panel 
however all the 
projects will be 
executed through 
a panel 

3 year contract 

30. 

Urban Planning 

Preparation of Land Use 
Management Scheme 

Own Funding 

R 1.9m 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2020 

lyear Contract 

31. 

Urban Planning 

Revision of Land Use 

Planning By laws 

Own Funding 

R 350 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2020 

lyear Contract 

32. 

Urban Planning 

Establishment of CBD 
precinct plans (Oranjeville, 
Deneysville and Sasolburg) 

Own Funding 

R 600 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2020 

lyear Contract 

33. 

Urban Planning 

Surveying, pegging and 
Registration to SG of 
subdivided erven in Zamdela 
Township 

Own Funding 

R 210 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

June 2020 

6 Months 

34. 

Urban Planning 

Revised SDF 

Own Funding 

R 500 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 

35. 

Urban Planning 

Establishment of 

Densification policy 

Own Funding 

R 600 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 

36. 

Urban Planning 

Establishment of GIS 

Own Funding 

R1.8m 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 

37. 

PSF & DM 

2 x Fire Engine 

INTERNAL 

R 6 000 000 

April 2019 

June 2019 

June 2019 

July 2019 

January 2020 

6 months 
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38. 

PSF & DM 

4X4.BAKKIES 

INTERNAL 

R 633 600 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

39. 

Security 

CCTV Camera 

Own 

R 530 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

November 2019 

3 months 

40. 

Security 

Access Control - 

Maintenance 

Own 

R 212 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

February 2020 

3 Months 

41. 

Security 

Contracted Security Services 

Own 

R 23 760 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 year contract 

42. 

ICT 

ICT Strategic Plan 

Own 

R 500 000 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

February 2019 

3 months 

43. 

ICT 

Firewall Upgrade 

Own 

250 000 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

February 2019 

3 months 

44. 

Legal 

Panel of 

Attorneys to render a 
Professional 

Legal Services for 

Metsimaholo 

Local Municipality for a 
period of 

three years on as and when 
required basis. 

Own 

R4 800 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2022 

3 year contract 

45. 

Traffic 

Collapsible fence 

Own 

R 217 000.00 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

June 2020 

6 months 

46. 

Traffic 

Uniform / Protective 
clothing 

Own 

R 254 500 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

March 2023 

3 years contract 

47. 

Traffic 

Inventory material & 

Supplies 

Own 

R 220 500 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

March 2023 

3 years contract 

48. 

Traffic 

Leases .transport asset fleet 

Own 

R 217 200 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

49. 

Traffic 

Equipment new/ Speed 

cameras 

Own 

R 560 000 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

June 2020 

3 months 

50. 

Traffic 

Building Capital Spares 
(Renovations) 

Own 

R 977 410 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

March 2021 

1 year 
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51. 

Auxiliary 

Appointment of service 
Provider and Supply and 
delivery of office Furniture 
for a period for three on as 
and when required basis 

OWN 

R 800 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 year contract 

52. 

Auxiliary 

Parking Shelter 

Internal 

R 300 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

June 2020 

6 months 

53. 

Auxiliary 

Call Centre 

Internal 

R 1000 000 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

September 

2020 

6 months 

54. 

Auxiliary 

Building improvements 

Internal 

R 3 000 000 

February 2020 

March 2020 

March 2020 

April 2020 

April 2021 

1 year 

55. 

Auxiliary 

Fencing Civic Centre 

Internal 

R 500 000 

February 2020 

March 2020 

March 2020 

April 2020 

April 2021 

1 year 

56. 

Auxiliary 

Cleaning Material 

Internal 

R 480 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2022 

3 year contract 

57. 

Auxiliary 

PABAX System 

Internal 

R 2 269 721 

February 2020 

March 2020 

March 2020 

April 2020 

April 2021 

1 year 

58. 

IDP/PMS 

Design, Layout and printing 
(IDP& Annual Report) 

Own 

R 360 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 year contract 

59. 

Communications 

Municipal Newsletters 

Own 

R 250 000 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2022 

3 year contract 

60. 

Parks 

Upgrading of the Office 

Own Funding 

R 750 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 

61. 

Parks 

Upgrading of store Room 

Own Funding 

R 400 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 
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62. 

Parks 

LDV (Vehicle) 

Finance Lease 

R 680 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

63. 

Parks 

Tractor with rotary 
machines 

Finance Lease 

R 600 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

64. 

Parks 

Ride-on machine 

Finance Lease 

R 600 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

65. 

Parks 

Upgrading Chalets 
Abrahamsrust 

Own Funding 

R 1 000 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

May 2020 

6 months 

66. 

Parks 

Upgrading toilets and Office 
in Oranjeville & Deneysville 

Own Funding 

R 500 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

May 2020 

6 months 

67. 

Parks 

Baundary Fence Oranjeville 

Own Funding 

R 500 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

June 2020 

6 months 

68. 

Parks 

1420 ID Electronical marker 

Own Funding 

R 400 000 

January 2020 

February 2020 

February 2020 

March 2020 

August 2020 

6months 

69. 

Parks/PMU 

Upgrade of Cemetery 

Zamdela 

MIG 

R 333 420 

February 2019 

March 2019 

March 2019 

April 2019 

October 2020 

6 months 

70. 

Waste 

Rehab Landfill Sites 

MIG 

R 5 million 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 year 

71. 

Waste 

Consumable Stores - zero 

rated 

Own 

R 400 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 year contract 

72. 

Waste 

Consumable Stores - 

standard rated 

Own 

R 1 055 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 year contract 

73. 

Waste 

Leases: Machinery & 
Equipment 

Own 

R 3 529 260 

June 2019 

July 2019 

July 2019 

August 2019 

August 2022 

3 years 

74. 

Waste 

1X1 Front-End Loader 

Own 

R 3.5 Million 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 
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75. 

Waste 

1 X Front End Loader 

Machine (For New Landfill 

Site) 

Own 

R 3 500 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

76. 

Waste 

1X1 Tipper Truck 

Own 

R 3 500 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

78. 

Technical Services 

Network Strengthening in 
Gortin Phase 3 

Own 

R 2 000 000 

July 2019 

AUGUST 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2020 

1 year 

79. 

Technical Services 

Upgrading of Main 

Substation for Sasolburg and 
Deneysville 

Own 

R 20 000 000 

March 2020 

April 2020 

April 2020 

May 2020 

May 2021 

1 year 

80. 

Technical Services 

Upgrading of Network 
Oranjeville Phase 2 

Own 

R 1 500 000 

March 2020 

April 2020 

April 2020 

May 2020 

May 2021 

1 year 

81. 

Technical Services 

Replace redundant/damage 
Streetlights fittings/high 
mast lights 

Own 

R 3 000 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2020 

1 year 

82. 

Technical Services 

Replace distribution pillar 
Zamdela 

Own 

R 350 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2020 

1 year 

83. 

Technical Services 

Replacement/Upgrading of 
pole top transformers in 
Zamdela 

Own 

R 1 500 000 

October 2019 

November 2019 

November 2019 

December 2019 

December 2021 

1 year 

84. 

Technical Services 

New and replacement of air 
conditioners in the chamber 
(units and tower) 

Own 

R 2 000 000 

October 2019 

November 2019 

November 2019 

December 2019 

December 2021 

1 year 

85. 

Technical Services 

Provision of electrical 
connections (in fills) 

Own 

R 3 500 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 
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86 . 

Technical Services 

Provision of electrical 
infrastructure to newly 
developed areas/stands 
(Vaalpark) remainder or 
Welgelegen and Vaalpark 
North 

Own 

R 30 000 000 

November 2019 

December 2019 

December 2019 

January 2020 

January 2021 

1 year 

87. 

Technical Services 

Pre-paid Meters 
(Replacement) 

Own 

R 8 000.000.00 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

October 2022 

3 years contract 

88. 

Technical Services 

Main building and finance 
building 

Own 

1.500.000.00 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2022 

3 years contract 

89. 

Technical Services 

Vaalpark Load Control Unit 

Own 

R 3 000 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2022 

3 years contract 

90. 

Technical Services 

Antrim substation-Zamdela 
switchgears 

Own 

R 500 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2022 

3 years contract 

91. 

Technical Services 

Wedepohl substation switch 
gears 

Own 

R 1 300 000 

September 2019 

October 2019 

October 2019 

November 2019 

November 2022 

3 years contract 

92. 

Technical Services 

1 x Roll back truck 

Own 

R 900 000 

June 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

November 2019 

Once Off 

93. 

Technical Services 

Workshop specialized 
equipment (trolley jack, 
sockets set, battery charger, 
tressels 

Own 

R 800 000 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

October 2022 

3 years contract 

94. 

Technical Services 

Street light maintenance 

Own 

R 650 000 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

October 2022 

3 years contract 

95. 

Technical Services 

Supply and delivery of 
electric material 

Own 

R 2 500 000 

August 2019 

September 

2019 

September 

2019 

October 2019 

October 2022 

3 years contract 

96. 

Tourism, Heritage 
and Marketing 

Supply, delivery and 
installation of tourism and 
directional signage in and 
around Deneysville 

Own 

R 300 000 

July 2019 

August y 2019 

August 2019 

September 2019 

December 2019 

3 months 

97. 

Tourism, Heritage 
and Marketing 

Tourism master plan 

Own 

R 310 000 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

December 2019 

3 months 
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98. 

Technical Services 

Appointment for Supply, 
Installation and 

Configuration of an 
integrated fleet 
management, fuel 
management and vehicle 
tracking systems for 3 years 

Own 

R 720 000.00 

July 2019 

August 2019 

August 2019 

September 2019 

September 

2022 

3 years contract 
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